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東日本 大 震 淡 (平成 2 年 き 月 1 1 日 ) で 被災 を 受け た だ 県 管理 の 公共 土木 施設 の うち 、 
大 船渡 土木 セン ター 管内 に お ける 復旧 工事 の 進捗 状況 を お 知ら せ し ます 。 

平成 25 年 10 月 未 時 点 で の 発注 率 は 、 件 数 ベー ス で 約 782% (141 件 /18O 件 ) 、 金 額 
ベー ス で 約 48% (414 億 /869 億 ) と な っ て お り 、 平 成 25 年 月 時 点 に 比較 し て 件 数 
ベー ス 、 金 額 ベ ー ス と も に 約 4% の 増加 こ な っ て お り ま す 。 遂 害 復旧 工事 の 完了 は 平成 
2@ 年 度 を 目標 こし て いま す 。 (事業 に より 完了 時 期 は 異な り ま す 。) 
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進捗 状況 (発注 件 数 ) 進捗 状況 (完了 件 数 ) 




























道 ; ゆ ーー | 海岸 ; 港湾 司 道路 由 河川 回 砂防 
引 道路 引 河川 理 砂防 員 海 岸 ( 水 ) 白 海岸 ( 港 ) 邊 港湾 海岸 ( 水 ョ 海岸 ( 港 ) ョ 港湾 
工事 発注 件 数 141 件 (78.396) | 工事 完了 件 数 102 件 (56.7%) 
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ロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロ ~ 
大 船渡 土木 セン ター 分 庁舎 復興 まち づく り 課 電話 0192-26-1951 あろ 等 覆 回 
E-mail BG0005@prefiwate」 FAX 0192-27-8585 ご = 


災害 復旧 事業 の 取組 状況 


大 船渡 湾内 で は 約 7km の 防潮 堤 整備 が 計画 (県 土 本 セン ター 管理 分 ) され て 
お り 、 茶 屋 前 地区 に お いて は 本 格 的 な 復旧 工事 に 着手 し て いま す 。 

また 、 地 盤 沈 下 に より 使用 が 困難 と な っ た だ 坦 頭 用 地 や 岸壁 ・ 物 揚場 の 復旧 工事 
I RR 一 部 区 間 に お いて 加 さ 上 げ 工 事 
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【 凡 例 】 
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当日 25 年 3 月 
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ロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロ 
大 船渡 土木 セン ター 分 庁舎 復興 まち づく り 課 電話 0192-26-1951 っ 儲 近 紅 
EEC wa FAX 0192-27-8585 =. 


ref.iwate. 
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陸前 高田 市 の 『 高 田 海 岸 』 防潮 堤 工事 で は 、 『 防 潮 堤 工事 用 道路 』 太 び 『 仮 防 
潮 堤 工事 』 が 本 格 化 し て お り ま す 。 大 船渡 管内 で は 防潮 堤 工事 の ほか 、 湾 口 防 波 
堤 や 漁港 の 復旧 工事 が 数 多く 着工 され て お り の 工事 資材 ( 捨 石 等 ) が 不足 する こと 


か ら 、 当 工事 で は 管 外 か ら 船 舶 に て 工事 資材 を 調達 する た め の 仮 欄 樽 工事 を 建設 
中 で 、 近 ペペ 完成 する 見 込み で す 。 


防潮 堤 工事 用 道路 仮 機 橋 工事 





宮 手 県 会 休 で は 約 6,100 戸 の 災害 公営 住宅 の 整備 が 予 定 さ れ て お り 、 う な ち 大船 
渡 管内 で は 約 1.80O 戸 の 整備 が 計画 され て お り ま す 。 

災害 公営 住宅 の 建設 に つい て は 従来 まで の 県 が 直接 建設 する 訪 式 に 加え 、「 設 
計 ・ 施 エー 括 方 式 *「 」 や 「 買 取 方 式 *※」 等 の 手法 に より 、 早 期 の 整備 宙 了 を 図 
り ま す 。 気仙 両市 に お ける 、 地 区 毎 の 詳細 戸数 ・ 完 了 時 期 等 は 下記 アド レス (県 
建築 住宅 課 HPD) に より ご 確認 下さ い 。 





※1 設計 と 施工 を 一 括 し て 発注 し 、 県 が 工事 監理 を 行う 方 式 
※2 事業 者 が 設計 と 施工 を 行い 、 建 設 し た 公営 住宅 を 県 が 買い 取る 方 式 
〇 整備 計画 戸数 概要 (大 船渡 管内 ) 〇 在 約 済み 工区 
香代 


陸前 高田 
陸前 高田 








4 スマ イル 130 活 動 


『 ス マイ ル 13O プ ロジ ェクト 』 の 一 環 と し て 、 大 船渡 市 及び 陸前 高田 市 を 含む 
6 会 場 で 、 箕 面 自由 学園 吹奏 楽 部 (大 阪 府 豊 中 市 ) に よる 演奏 会 が 実施 され まし 
だ 。 本 演奏 会 は 被災 地 へ 直接 赴き 、 演 奏 め マー チン グ を 直 に 見 て 頂く こと で 、 被 

秋 者 に 元気 ・ 勇 気 ・ 笑 顔 を 届け る こと を 目的 と し て 開催 され た も の で す 。 当 日 は 
演奏 会 の 指揮 を 被災 者 が 実際 に 行う な ど 地 域 と 一 体 と な っ た 活動 を 行い 、 地域 の 
万 と た だ く さん の ふれ あい 交流 の 場 を 持ち まし た 。 

な お 大 船渡 土木 セン ター で は 、 東 日 本 大 震 淡 発 災 直後 よ り 大 阪 府 か ら 職 員 派 遣 
の 支援 を 頂い て お り 、 現 在 も 14 名 の 支援 職員 に より 東日本 大 震 炎 復旧 ・ 復 興 事 業 


に ご 尽力 頂い て お り ま す 。 
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ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロ の み _ 
大 船渡 土木 セン ター 分 庁舎 復興 まち づく り 課 電話 0192-26-1951 デ 符 概 供 
か M の [」 


E-mail BG0005@pref.iwate.jp 





